
Oflcio GAPREF n° 184/2014 

Ilmo. Senhor Representante do Ministerio Publico da 2° Promotoria de Justiga da Comarca de 
Timbo 

DR. ALEXANDRE DA ERA SERRA TINE 

Senhor Promotor de Justiga. 

O Munidpio de Timbo vem por internedio do presente, em resposta ao Oficio n° 
014/2014/GAB/2 a PJ prestar informagSes acerca do repasse dos recursos advindos do Convenio n° 
4.222/2009-6, celebrado entre o Estado de Santa Catarina e o Munidpio de Timbo, tendo como 
interveniente a Companhia de Habitagao do Estado de Santa Catarina - COHAB, no que diz 
respeito a destinacao das verbas recebidas, bem como providencias tomadas peio Municipio em 
relagao ao atraso na entrega das obras, conforme segue: 

Atraves do referido Convenio foi repassado ao Municipio de Timbo o valor de R$ 
411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais). Onde foram adquiridos 05 terrenos 1 , sendo 04 na Rua 
Silesia e 01 na Rua Irma Gustmann (DOC. 01). O valor restante no montante de R$ 208.672,06 
(duzentos e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e seis centavos) foi devidamente devolvido. 

O Municipio de Timbo foi contemplado com a doagao de 12 casas, no entanto, somente 04 
foram efetivamente entregues, outras 04 estao em fase de construgao, porem 
inacabadas/abandonadas e, 04 sequer foram iniciadas. 

Cumpre ressaltar que todas as obrigagoes do Municipio estipuladas no Convenio foram 
devidamente cumpridas, ademais, a construgao dessas casas e obrigacao unica e exclusiva da 
empresa, CASAS ECOLOG1CAS CONSTRUTORA. contratada para tal pelo Institute Ressoar. 

Diante da inercia na finalizagao das edificagoes. em 23/11/2010 foi expedida Notificagao 
pela Secretaria de Planejamento, Transito e Meio Ambiente ao Institute RESSOAR (Sr. Ricardo A. 
Verginelli) (DOC. 02) solicitando informagoes quanto ao prazo final de conclusao das obras. 

Foi firmado, em 14/04/2011, o Termo de Compromisso (DOC.03) onde a empresa CASAS 
ECOLOGICAS CONSTRUTORA comprometeu-se em reiniciar as obras de construgao das casas 
no dia 25/05/2011 e entrega-las no prazo maximo de 06 meses. Nessa oportunidade, a empresa 
assumiu ainda o compromisso de nao paralisar as obras e na medida do possivel, acelerar o seu 
cronograma para abreviar o acesso destas familias ao novo lar. 

Na data de 04/07/2011. a Assistencia Social do Municipio encaminhou e-mail para a 
COHAB (DOC.04) com a relagao das familias que estao aguardando o recebimento da moradia, 
alertando que estas, diante da urgencia de sua vulnerabilidade. estao sempre a procura de 
informagoes a respeito da conclusao das obras. 

Nao cumprido o compromisso firmado, em 19/01/2012 foi emitida Notificagao pelo 
Municipio de Timbo a COHAB - Companhia de Habitacao do Estado de Santa Catarina (Sra. 


1 Lotes 81 e 82 - Loteamento Silesia / Matricula 18.629 unificou 13.757 e 13.758; Lotes 77 e 78 - 
Loteamento Silesia - Matricula 18.628 unificou 18.213 e 18.214; Lote 63 - Loteamento Quintino - Matricula 
17.359 ~ 
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Prefeitura 
de Timbo 


Maria Darci Mota Beck) (DOC.05), com copia para o Secretario Regional SDR de Timbo e 
Presidente do Inst, tuto RES SOAR, solicitando providencias a fim, de que as quatro residences 

macabadas sejani concluidas o mais rapido possivel, porem, nao obteve nenhuma resposta ate a 
presente u3.t3. 


/nnroS 8 y eread ° res ; e | m 08/03/2013, apresemaram Vlocao de Apelo ao Institute Ressoar 
(DOC.06) peia conclusao das obras as familias que foram atingidas peias cheias, desmoronamentos 
e enxurradas de novembro de 2008. no entanto, nao obtiveram nenhuma resposta. 

Importante mencionar, que por motives nao informados a empresa CASAS ECOLOGICAS 
CONST RUTORA paraiisou/abandonou a obra. 


Em maio de 20 1j, o Poder Executivo Municipal, juntamente com o corpo tecnico da 35 a 
SDR, reuniram-se para tratar a respeito da conclusao das moradias de interesse popular objeto do 
Convenio em aprepo. Na ocasiao, o Gerente de Infraestrutura da 35 a SDR, solicitou que a equipe 
tecnica desta Prefeitura emitisse parecer sobre o atual estado das edificacoes. 

Atendendo a solicita 9 ao, em 24 de maio de 2013, a equipe tecnica da Secretaria de 
Pianejamento, Transito e Meio Ambiente emitiu parecer (DOC.07), onde concluiu o seguinte: 

...haja vista o estado de paralisagdo e abandono das obras, da necessidade e do custo de 
ret uperagdo do existente, e ainda odos os servigos e equipamentos necessarios a sua conclusao, 
esta comissao emende que o mais indicado seria demolir as quatro unidades ”. No entanto, ate a 
presente data a municipalidade nao obteve resposta deste parecer. 


Nao obstante, ressaita-se que, nesse interim, o Municipio se preocupou em providenciar o 
imediato atendimento de suas obrigaqoes, aiem de reaiizar varias tentativas de negociacao a fim de 
buscar o efetivo termino da obra, porem todas sem exito, tendo em vista a permanente inercia da 
Companhia de Habita 9 ao do Estado de Santa Catarina - COHAB, bem como, do Institute Ressoar. 
no cumprimento de suas obrigacoes. 


E oportuno o ensejo para reiterarmos nossos votes de alta estima e considera?ao 
Timbo, 10 dejulho de 2014. 


\ / 
I / 




LAERCIO DEMERV^ SCHUSTER JUNIOR 
Prefeito de Timbo 


Anexos: 


Mat. n 0 18.629, Mat. n° 18.628, Mat. n° 17.359 e Decreto n 0 1624, de 


DOC. 01 

28/07/2009 

DOC. 02 - Notificafao de 23/11/2010 
DOC. 03 - Termo de Compromisso 
DOC. 04 - E-mail para COHAB 
DOC. 05 - Notificacao de 19/01/2012 
DOC. 06 - Moqao de Apelo ao Instituto Ressoar 
_DOC. 07 - Parecer Secretaria de Pianejamento, Transito e Meio Ambiente 
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